m  _ 

ARICA  y  PARlNACQTA 


TODO  CHILE 

ES  CHILE 


o  4í\rLi±  tinimn 


PROVECTO:  "PLAN  DE  ORDENAMIENTO  PATRIMONIAL  -  DIAGNÓSTICO  DEL  PATRIMONIO  CULTURAL  DE  ARICA  Y  PARiNACQTA" 


ÍTEM 

Número 

UNIDAD 

CANTIDAD 

VALOR  UN  IT. 

VALOR  TOTAL 

1.  EQUIPO  TÉCNICO  Y  PROFESIONAL 

Arquiíecto/a,  antropólogo/a 

Jefe/a  de  proyecto,  Especialista  en  patrimonio 

i 

HR 

800 

$ 

24.000 

$ 

19.200.000 

Arquitecto/a 

Especialista  en  patrimonio  arquitectónico 
Especialista  en  patrimonio  histórico  y 

L 

HR 

700 

$ 

21.300 

$ 

14.910.000 

Hrstoriador/a  conservador, 

arqueológico,,  colecciones.  Coordinación  de 

1 

HR 

400 

$ 

24,880 

$ 

9.952.000 

restaurador 

especialistas,  asesoría  permanente  a  Jefe  de 
Provecto 

Arqueólogo/a 

Especialista  en  patrimonio  histórico  y 
arqueológico 

1 

HR 

400 

$ 

22.000 

$ 

8.800,000 

Antro  pologo/a 

Especialista  en  patrimonio  cultural 

1 

HR 

400 

$ 

21.250 

$ 

8.500.000 

lngenlero/a  comercial,  civil 

Especialista  en  turismo  cultural  y  modelos  de 

1 

HR 

300 

$ 

23,667 

$ 

7.100.100 

industrial 

Profesional  del  área  de  las 

gestión  del  patrimonio 

ciencias  sociales  con 

Coordinación,  elaboración,  guía  y  reporte  de 

1 

HR 

5QÜ 

$ 

22,700 

$ 

11.350.000 

experiencia  en  procesos  de 

talleres  de  participación 

participación 

Geógrafo/a  con  experiencia 
en  aplicación  de  SlG  y  base  de 

Mapa  del  patrimonio  regional,  base  de  datos 

1 

HR 

500 

$ 

20,200 

$ 

10.100.000 

datos 

Profesional  del  área 

Coordinación  de  procesos  de  participación  y 

1 

HR 

400 

$ 

16.530 

$ 

6,752.000 

comunicaciones 

difusión  de  proyecto 

Dibujante  técnico 

Elaboración  de  productos  gráficos 

1 

HR 

300 

$ 

14.500 

$ 

4.350.000 

Diseñador/a  gráfica 

Elaboración  de  productos  gráficos 

1 

HR 

300 

$ 

14.500 

$ 

4,350.000 

Jlustrador/a 

Elaboración  de  productos  gráficos 

1 

HR 

300 

$ 

17.670 

$ 

5.301.000 

Periodista.,  Profesor/a  de 
lenguaje  o  afin 

Corrector  de  estilo 

X 

HR 

200 

$ 

8.500 

$ 

1,700.000 

SUBTOTAL  |1] 

$ 

112,365.100 

2.  GASTOS  OPERACIÜNALE5 

insumes  y  materiales  de 
oficina 

Copia  planos,  fotocopias,  materiales  talleres,  etc 

Levantamiento  de  información  comunal, 

GL 

1 

$ 

870.000 

$ 

870.000 

Transporte  y  alojamiento 

entrevista  a  actores  locales,  preparación  y 
ejecución  de  talleres 

GL 

1 

$ 

11,700.000 

$ 

11.700.000 

Gastos  administrativos 

Secretaria,  arriendo  oficina,  consumos  básicos 

GL 

1 

$ 

5.450.000 

$ 

5,450.000 

Producción  de  talleres 

Arriendo  salas,  alimentación,  arriendo  equipos- 

GL 

1 

$ 

6.000.000 

$ 

6.000.000 

Materiales  de  difusión 

invitaciones,  folletos  y  otros  materiales  de 
difusión. 

GL 

1 

$ 

3.3SO.OÜO 

s 

3.380.000 

Edición  e  impresión  libro  Diagnostico  del 

UN 

1000 

$ 

22.100 

$ 

22.100.00Q 

Diagramación  e  impresión  del 
estudio  (Publicaeiones+tD) 

Patrimonio  Cultural  de  Arica  y  Parinacota 

Edición  e  impresión  Plan  de  Ordenamiento 
Patrimonial 

UN 

1000 

$ 

10.800 

$ 

10.800.000 

Edición  y  publicación  archivo  digital  (CO) 

UN 

200 

$ 

520 

s 

104.000 

□tras  publicaciones 

Edición  e  impresión  de  mapas  y  cronología 

UN 

2000 

$ 

5.6S0 

$ 

11.300.000 

SUBTOTAL  (2) 

$ 

71,704.000 

COSTO  directo 

[i!  +  12] 

$ 

184.D69.10Q 

UTILIDADES 

15% 

$ 

27.610.365 

TOTAL  ESTUDIO 

$ 

211.670,465 

COSTO  CONSULTÜRÍA 

$ 

211.679.465 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 

$ 

565.  QÜD 

TOTAL  GENERAL 

$ 

212.244.465 

PRESU PUF5TQ  TOTAL  SOLICITADO 


ÍTEM 

MONTO  ($) 

Consultoría 

Gastos  Administrativos 

211.679.465 

565.000 

TOTAL 

212.244.465 

JAIME  VALDE BENITO 
RUL  6.437.9747 
Gobierno 


DIP  LAOER 


ALCÓCER 

(Sí 

ION  AL  DE  ARICA  V  PAR1NACOTA 


